ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


: 04 (82) 
: ಪ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ, 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
13/09/2021. | 
ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 


ಪ್ರಕ್ನೆ 


¥e 


ಉತ್ತರ 


ಯಾವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 


ಈ) ಕಾದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ `ಸುಮಾರು|ರಾಕವು ದನಾಂಕ 331-2017 ರಲ್ಲಿ -ಬೀಡರ್‌' ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
2015-16ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ | ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಕಾಲೇಜು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು; ವಿಳಂಬದಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 27/8/2018 ರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 


ವರ್ಷದಿಂದ | ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೇಶನದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ 
ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೂಡಲೇ 
ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಪ್ರ ಷಡ 


ಇದರ ಅಂದಾಜು 


ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು; | ನಿವೇಶನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂಬಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ 


ಖರ್ಚಾದ ವೆಚ್ಛವೆಷ್ಟು; 


ಕಾಮಗಾಕ]ಸದರ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು `` ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27/08/2018 ರಿಂದ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು 


ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.5800.00ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 
ರೂ. 4300.00 ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕನ್ನಡ ಇಾಮಗಾರ ಹಾವ ಪಕೃಷ್ನ ಸಾಸ್ಕಗ ವನಸರಾಡ 
ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಕಟ್ಟಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ | ಹೌದು. 
ಅಂತಿಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 


ಇ) 


ಅದು '-ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ/ಎಷ್ಟು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು; 


ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆ; ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, | ದಿನಾಂಕ: 25/02/2023 ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸ೫ು ; 


ಈ) ಗಡುವು ನಡದ `` ಸಮಯದಲ್ಲಿ] ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜನ್ಸಿಗುತ್ತಿಗೆದಾರರರೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ,. ಕಾಮಗಾರಿ | ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಮುಗಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ § 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು? 


ನಹ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 64 ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ 2021) 


(ಡಾ: ಅಶ್ವಥರಾಯಣ.ಸಿ.ಎನ್‌) 
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 


